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Stuttgart 21 - Kostenentwicklung und Umsetzung des Planfeststellungsabschnitts 
1.3 (Anbindung Flughafen) 


Vorbemerkung der Fragesteller 

Für das Projekt Stuttgart 21 ist die Finanzierung von Kosten in Flöhe von 
4,5 Mrd. Euro zwischen den Projektpartnem im Finanzierungsvertrag klar ge¬ 
regelt. Nach deutlichen Kostenanstiegen wurde der Finanzierungsrahmen durch 
einen Beschluss des Aufsichtsrates der Deutschen Bahn AG am 26. Januar 2018 
auf 8,2 Mrd. Euro erhöht (www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/de/projekt/ 
flnanzierung-und-kosten/s21 -neuordnung-bahnknoten-stuttgart/). Seither sind 
die Preise im Bausektor weiter erheblich gestiegen und das Projekt Stuttgart 21 
weist zahlreiche bautechnische Probleme auf. So dringt beispielsweise Wasser 
in Tunnelbaustellen ein (www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.tunnelbau-fuer- 
stuttgart-21-die-wasserschlacht-im-neckartal.06fdd7e8-d4a6-489a-bbb2- 
0ce272f7533b.html) und der Tunnelbau kommt nicht überall so schnell voran 
wie geplant (www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-bahn-kommt-bei- 
tunnelbau-langsam-voran.d3c7cl8a-837f-455a-abc5-dc8142127f76.html). Aus 
Sicht der Fragesteller stellt der Finanzierungsrahmen von 8,2 Mrd. Euro die tat¬ 
sächlich zu erwartenden Kosten nicht annähernd realistisch dar. 

Einer der schwierigsten und zeitlich langwierigsten Planbereiche ist der Plan¬ 
feststellungsabschnitt 1.3a (Anbindung der Gäubahn an den Flughafen). Es be¬ 
steht noch kein Baurecht und der geplante Mischverkehr aus S-Bahnen einer¬ 
seits und Regional- und Femzügen andererseits wirft zahlreiche Fragen auf. Vor 
Ort wird schon seit vielen Jahren eine Beeinträchtigung der Pünktlichkeit der S- 
Bahn befürchtet (www.pro-bahn-bw.de/themen/index.php?t=s21). Zunächst 
war der Betrieb der ausschließlich für den S-Bahnverkehr gebauten Strecke als 
Mischverkehrsstrecke nur befristet bis zum Jahr 2035 zugelassen worden. Diese 
Befristung wurde kürzlich jedoch aufgehoben (Schriftliche Frage 119 auf Bun¬ 
destagsdrucksache 19/6961). 


Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infra¬ 
struktur vom 7. Mai 2019 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich - in kleinerer Schrifttype - den Fragetext. 
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Kosten und Finanzierung 

1. Von welchen Kosten für das Projekt Stuttgart 21 geht die Deutsche Bahn AG 
nach Kenntnis der Bundesregierung aktuell aus? 

2. Wann wurden die Kosten nach Kenntnis der Bundesregierung letztmalig 
überprüft, und zu welchem Ergebnis kam die Überprüfung? 

3. Wann steht nach Kenntnis der Bundesregierung die nächste Kostenüberprü¬ 
fung an? 

Die Fragen 1 bis 3 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be¬ 
antwortet. 

Die Termin- und Kostenpläne für das Projekt „Stuttgart 21“ wurden 2017 durch 
DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbFI bewertet und durch einen externen Gutachter 
geprüft. Der Aufsichtsrat hat in der außerordentlichen Sitzung am 26. Januar 2018 
einer Verschiebung des Inbetriebnahmetermins (IBN) auf Dezember 2025 sowie 
daraus folgend einer Erhöhung des Gesamtwertumfangs auf 7,705 Mrd. Euro und 
des Finanzierungsrahmens auf 8,2 Mrd. Euro zugestimmt. Die Kostenprognose 
für das Projekt „Stuttgart 21“ wird von der DB AG fortlaufend fortgeschrieben 
und dem Aufsichtsrat regelmäßig in seinen ordentlichen Sitzungen zur Kenntnis 
gegeben. Nach Kenntnis der Bundesregierung ist die Kostenprognose seit Januar 
2018 stabil, der Finanzierungsrahmen und der IBN Dezember 2025 werden nach 
derzeitiger Kenntnis eingehalten. 

Im Übrigen wird auf Ausschussdrucksache 19(15)61 des Ausschusses für Ver¬ 
kehr und digitale Infrastruktur des Deutschen Bundestages verwiesen. 


4. Inwiefern ist das Projekt Stuttgart 21 von den allgemeinen Preissteigerungen 
im Baugewerbe betroffen (so stellt beispielsweise das Statistische Bundes¬ 
amt fest, dass die Baupreise im Straßenbau in Deutschland von November 
2017 bis November 2018 um 7,1 Prozent gestiegen sind, https://de.statista. 
com/statistik/daten/studie/164936/umfrage/entwicklung-der-baupreise-in- 
deutschland/, und auch zahlreiche Bahnprojekte haben erhebliche Baukos¬ 
tensteigerungen in ähnlicher Größenordnung zu verzeichnen, siehe www. 
leonberger-kreiszeitung.de/inhalt.bahnausbau-schoenbuchbahn-kostet-zehn- 
millionen-mehr.a72299c7-317c-4064-bee5-8cf8e4866a3f.html)? 

Aufgrund der aktuellen Marktsituation im Baugewerbe sind Preissteigerungen zu 
verzeichnen. 


5. Inwiefern wurden die bislang per Finanzierungsvertrag finanzierten 4,5 Mrd. 
Euro für den Bau von Stuttgart 21 in Anspruch genommen (bitte nach bereits 
verausgabten Mitteln und der wertmäßigen Summe bereits vergebener Auf¬ 
träge differenzieren)? 

Nach Auskunft der DB AG belaufen sich die verausgabten Mittel für Bau- und 
Planungsleistungen zum vierten Quartal 2018 auf 3 272 Mio. Euro. Mit diesem 
Stand waren Mittel in Höhe von 4 182 Mio. Euro vertraglich gebunden. 
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6. Wie wird die Bundesregierung - auch in ihrer Rolle als Vertreterin des Ei¬ 
gentümers des bundeseigenen Bahnkonzems DB AG - die Finanzierung des 
Projektes sicherstellen? 

Der Bund nimmt seine Verantwortung als Eigentümer der DB AG durch die Bun¬ 
desvertreter im Aufsichtsrat wahr. 

Im Übrigen wird auf Ausschussdrucksache 19(15)61 des Ausschusses für Ver¬ 
kehr und digitale Infrastruktur des Deutschen Bundestages verwiesen. 


Abschnitt zwischen der geplanten Rohrer Kurve und dem Flughafen unter Bezug¬ 
nahme auf die Schriftliche Frage 119 des Abgeordneten Matthias Gastei auf Bun¬ 
destagsdrucksache 19/6961 

7. Zu welchen konkreten „Unzuträglichkeiten und Missverständnissen im Plan¬ 
rechtsverfahren“ hat die Nennung einer festen Frist, also die Befristung der 
Genehmigung für die Mitbenutzung der S-Bahnstrecke durch Fern- und Re¬ 
gionalzüge bis zum Jahr 2035, geführt? 

8. Inwiefern werden diese „Unzuträglichkeiten und Missverständnisse“ ver¬ 
mieden, wenn die Maßgaben beispielsweise im Hinblick auf die höchstzu¬ 
lässige Geschwindigkeit, die Vorgaben an die Fahrzeugbeschaffenheiten, 
Breite der Rettungswege etc. unverändert eingehalten werden müssen, also 
lediglich die zeitliche Befristung aufgehoben wurde? 

Die Fragen 7 und 8 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be¬ 
antwortet. 

Nach Angaben der DB AG hatte die vorläufige Befristung der Zulassung einer 
Ausnahme zu den §§ 9 und 10 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) 
für den Abschnitt Leinfelden-Stuttgart-Flughafen auf den 31. Dezember 2035 zu 
der Annahme geführt, dass die Abweichungen von der EBO danach nicht mehr 
zugelassen würden. Im Planrechtsverfahren wurde die Befristung der Ausnahme¬ 
genehmigung dahingehend interpretiert, dass der Betrieb nur bis 2035 möglich 
sei. Damit verband sich der Vorwurf, dass die Strecke ab dem Jahr 2036 nicht 
mehr nutzbar sei. Weiterhin wurde der Schluss gezogen, dass die Anlagen zu die¬ 
sem Zeitpunkt angepasst werden müssen und die Planfeststellung für den Ab¬ 
schnitt 1.3 ebenfalls auf diesen Zeitpunkt begrenzt werden muss. 

Die Aufhebung der Befristung wurde mit Maßgaben hinsichtlich der Berichts¬ 
pflichten nach fünf und fünfzehn Jahren Betriebszeit und dem Vorbehalt nach 
§ 36 Absatz 2 Nummer 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes verbunden, auf 
Grund der Erfahrungsberichte oder anderweitig gewonnener Erkenntnisse die 
Maßgaben der Entscheidung vom 18. Juni 2010 zu ändern, zu ergänzen oder zu¬ 
sätzliche Maßgaben zu verfügen. 


9. Inwiefern haben sich die Auflagen für den Misch verkehr gegenüber den ur¬ 
sprünglichen Auflagen im Rahmen der befristeten Sondergenehmigung ge¬ 
ändert, sind Vorgaben hinzugekommen oder entfallen? 

Es wurde ergänzend zugelassen, dass auch elektrische Triebfahrzeuge und Reise¬ 
zugwagen mit Drehgestellen verkehren dürfen, für deren Abmessungen die Ein¬ 
haltung einer über die Bezugslinie G2 nach Anlage 8 der Eisenbahn-Bau- und 
Betriebsordnung herausgehenden Bezugslinie nachgewiesen wird, die mit dem 
Lichtraum der vorhandenen Infrastruktur korrespondiert. Außerdem wurde statt 
ausdrücklicher Nennung der Notbremsüberbrückung die Erfüllung der Anforde¬ 
rungen der Betriebsklasse 2 gemäß EN 45545 gefordert. 
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10. Mit welcher maximalen Geschwindigkeit darf die Strecke gegenwärtig durch 
Züge der S-Bahn befahren werden? 

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 119 des 
Abgeordneten Matthias Gastei auf Bundestagsdrucksache 19/6961 verwiesen. 


11. Wie kann in der Praxis sichergestellt werden, dass Züge mit Neigetechnik, 
die auf der Gäubahnstrecke in Zukunft (wieder) zum Einsatz kommen könn¬ 
ten, auf der S-Bahnstrecke ihre Neigetechnik tatsächlich und zuverlässig aus¬ 
schalten (bitte erläutern, wie sich die Ausschaltung der Neigetechnik konkret 
„technisch sicherstellen“ lässt)? 

Nach Mitteilung der DB AG ist der Einsatz von Neigetechnik auf dem Strecken¬ 
abschnitt zwischen der Rohrer Kurve und dem Flughafen nicht erforderlich, da 
infolge der max. zulässigen Geschwindigkeit von 100 km/h kein Vorteil erwirkt 
wird. Die Abschaltung kann über den Triebfahrzeugführer erfolgen, oder über 
noch einzubauende Kontaktgeber an der Strecke, die mit dem Triebfahrzeug kom¬ 
munizieren. 


12. Ist nach Kenntnis der Bundesregierung das Ausschalten der Neigetechnik 
ohne Fahrzeitverlust, also während der Fahrt oder während der vorgesehenen 
Flaltezeiten, möglich? 

Ja. 

13. Wie sind die Risiken einzuschätzen, die bei Zugfahrten mit eingeschalteter 
Neigetechnik auf der S-Bahnstrecke eintreten können (bitte erläutern)? 

Das Verbot eingeschalteter Neigetechnikeinrichtungen soll Berührungen des 
Fahrzeugs mit Infrastruktureinrichtungen ausschließen. Im Vergleich zum 
S-Bahn-Betrieb sind keine Risiken vorhanden, da der benötigte Raum für Neige¬ 
technikzüge geringer ist als der Raum für die S-Bahn (Breite heutiger Neigetech¬ 
nik-Zug: ca. 2,85 m; Breite S-Bahn-Zug: ca. 3,02 m). 


14. Handelt es sich bei einem Stopp aufgrund eines Haltesignals oder aufgrund 
eines vor dem Zug befindlichen S-Bahnzuges, der an einem der Bahnhöfe in 
Oberaichen, Leinfelden oder Echterdingen hält, um einen „unvorhergesehe¬ 
nen Halt“ im Sinne der Antwort auf o. g. Schriftliche Frage? 

15. Gilt diese Aussage bzgl. des „unvorhergesehenen Halts“ auch für S-Bahnen 
oder ausschließlich für Regional- und Femzüge? 

Die Fragen 14 und 15 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet. 

Das Anhalten vor einem FTalt zeigenden Signal, auch bei Besetzung des dahinter 
liegenden Gleisabschnitts durch einen anderen Zug, ist kein unvorhergesehener 
Flalt, da er durch das Vorsignal angekündigt und durch das Bedienen der Bremse 
durch den Triebfahrzeugführer bewirkt wird. Gemäß DB-Regelwerk ist ein un¬ 
vorhergesehener Flalt, wenn z. B. die Strecke wegen eines Flindernisses unbefahr¬ 
bar ist, die Notbremse betätigt wird oder das rollende Material einen Defekt hat. 
Bei der Maßgabe „unvorhergesehener Flalt“ wird nicht zwischen S-Bahn, Regio¬ 
nal- oder Femverkehrszügen unterschieden. 
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16. Bringt die Verbreiterung des Rettungsweges zwischen Tunnelportal und 
Bahnsteigbeginn bauliche Eingriffe in das Tunnelbauwerk mit sich? 

Nein. 

17. Weshalb umfassen die Erfahrungsberichte, die der Infrastrukturbetreiber 
dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur fünf und 
15 Jahre nach Inbetriebnahme der Infrastruktur für den Regional- und Fern¬ 
verkehr vorzulegen hat, nicht auch eingetretene Trassenkonflikte und Ver¬ 
spätungen bei der S-Bahn? 

19. Welche Konsequenzen sind aus Sicht der Bundesregierung denkbar, wenn 
es zu negativen Erfahrungen in Bezug auf die Pünktlichkeit der S-Bahn 
kommt? 

Die Fragen 17 und 19 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet. 

Die Erfahrungsberichte beziehen sich ausschließlich auf sicherheitsrelevante As¬ 
pekte. Fragen der Betriebsqualität wie Trassenkonflikte und Verspätungen zählen 
nicht hierzu. 


18. Welche Konsequenzen sind aus Sicht der Bundesregierung denkbar, wenn 
es zu negativen sicherheitsrelevanten Feststellungen im Rahmen der Be¬ 
richtspflicht kommt? 

Aussagen hierzu ohne konkrete Feststellungen wären spekulativ. 

20. Wie bewertet die Bundesregierung, dass der S-Bahn verkehr an der Halte¬ 
stelle „Flughafen/Messe“ für zwölf und nach Filderstadt sogar um 14 Monate 
unterbrochen werden soll (www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stoerung-wegen- 
s21 -arbeiten-s-bahn-soll-den-stuttgarter-flughafen-ein-j ahr-nicht-anfahren. 
7f90eb5a-a9d0-453a-ael3-7f730d9709cf.html)? 

Nach Auskunft der DB AG ermöglicht die Planung der DB AG zur Gäubahn- 
Anbindung, dass die ursprünglich für den Bau der „Station Drittes Gleis“ geplante 
Bauzeit um ein Jahr verkürzt wird und die Eingriffe in den S-Bahn-Betrieb opti¬ 
miert werden. Die aktuelle Planung sieht für eine etwa einjährige Unterbrechung 
der S-Bahn ein solides und für die Fahrgäste eingängiges Ersatzverkehrsangebot 
vor. Somit werden diese nicht über mehrere Jahre hinweg mit einer erheblichen 
Beeinträchtigung des S-Bahn-Betriebs mit sich fortlaufend ändernden Verkehrs¬ 
angeboten konfrontiert. Die leistungsfähige und barrierefreie bauzeitliche ÖPNV- 
Andienung von Flughafen und Messe sowie von Filderstadt-Bernhausen ist wäh¬ 
rend der Unterbrechung der S-Bahn gewährleistet. 
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